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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem. 


Eok 1888, Wydano i rozesłano dnia 15. Maja 1888. | Część XV. 


Nr. 49. 


Regulamin 


wydany w porozumieniu z Wydziałem krajowym, normujący zakres 
i sposób wywierania wpływu przez administracyę Państwa i Wy- 
dział krajowy na tok spraw technicznych i ekonomieznych, przed- 
siębiorstwa regułacyi rzeki Wisłoka, stosownie do postanowień 
$. 6. ustawy z dnia 1. Lipca 1886, Dz. ust. i rozp. kr. Nr. 68, 
jakoteż sposób wykonania tego przedsiębiorstwa i ostateczny ko- 
sztorys, zatwierdzony reskryptem c. k. Ministerstwa rolnictwa z d. 
25. Kwietnia 1888, 1. 4615. 


g. 1. 


Regulacya rzeki Wisłoka na przestrzeni od Beska do Haczowa wraz 
z uregulowaniem potoku Pielnicy od Nowosielee do ujścia w powiecie 
Sanockim i Brzozowskim, ma być wykonaną według projektu Wydziału 
krajowego z r. 1885 z uwzględnieniem zmian, poczynionych przez mini- 
steryalny departament techniczny kosztem  nieprzewyższającym kwoty 
129.000 złr. a. w. w ciągu lat 5, począwszy od r. 1886. 

Wydziałowi krajowemu przysługuje jednak prawo poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z administracya Państwa, jeżeliby takowe 
okazały się potrzebnemi lub pożytecznemi, przyczem nie może być prze- 
kroczoną powyższa suma kosztorysowa. 


$. 2. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma sto- 
sownie do postanowień $$. 1 i 6 ustawy z d. 1. Lipca 1886, Dz. ust. i 
24 
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rozp. kraj. Nr. 68 spółka wodna, która winna być zawiązaną na podstawie 
$. 45 krajowej ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875, Dz. ust. i rozp. 
kraj. Nr. 38., przyczem zastrzega się tak dla Namiestnictwa jak i dla 
Wydziału krajowego wpływ na tok spraw technicznych i ekonomicznych 
calego ptzedsiębiorstwa, po myśli postanowień następnych paragrafów. 

$. 3. 

Przyznane w $. 8. powołanej specyalnej ustawy krajowej zasiłki 
państwowe i krajowe, mają być wypłacane wydziałowi spółki wodnej w cza- 
sie budowy w pięciu równych ratach rocznych z góry. bezzwłocznie po 
konstytucyjnem zatwierdzeniu prelimiaarzy państwowego i krajowego. 
Datki konkurencyjne mają być wpłacane przez uczestników spółki do 
funduszu budowy ża pierwsze dwa lata budowy natychmiast, natomiast 
datek konkurencyjny za 3. i następne lata, w przeciągu 14 dni po rozpo- 
częsiu każdego roku budowy. 

Coroczne datki stron interesowanych ściągnięte będą w razie potrzeby 
w drodze politycznej egzekucyi, według mającego się założyć katastru 
konkurencyjnego, lub też mogą być pokryte za pomocą operacyi kredytowej. 

W tym drugim wypadku znajdą zastosowanie postanowienia S$. 15 do 
19 ustawy z dnia 30. Czerwca 1884, Dz. ust. p. Nr. 116, tak co do za- 
ciągnięci: pożyczki jak i ściągnięcia rat anuiteiowych przez ' właściwe 
urzędy podatkowe. 

$. 4. 


Okręg konkurencyjny oznaczonym będzie po myśli $. 8. ustępu c) 
powołanej specyalnej ustawy krajowej, przez właściwą w myśl $. 76 ustawy 
wodnej z 14. Marca 1875, Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 38, władzę administracyjną. 

Ustanowienie miary rozłożenia kosztów, tudzież uregulowanie datków 
konkurencyjnych, ma być uskuitecznionem według postanowień $$. 65 i 66 
krajowej ustawy wodnej przez spółkę, a w razie, gdyby się interesowani 
nie zgodzili, rozstrzygnie o tem władza polityczna na podstawie zdania 
znawców. 


$. 5. 


Koszta właściwej budowy objęte kosztorysem, pokryte będą z funduszu 
budowy, preliminowanego na 129000 złr. w. a., natomiast koszta utrzy- 
mania mających się wykonać budowli, niemniej też koszta kierownictwa 

„budowy i zarządu, ponosić winni uczesinicy spółki wodnej ($.5. powołanej 
specyalnej ustawy krajowej.) 


$. 6. 


Tak Namiestnietwu jak i Wydziałowi krajowemu służy prawo wysy- 
łania delegatów swoich do Wydziału spółki z głosem stanowczym. 
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Uchwały Wydziału spółki, przeciw którym jeden albo okydwaj dele- 
gaci głosowali, muszą być przed wykonaniem przedłożone Namiestnictwu 
do zatwierdzenia, jeżeli który z delegatów, ze względu na ważność po- 
wziętej uchwały, tego zażąda; a Wydział spółki obowiązany będzie trzymać 
się w tej mierze decyzyi Namiestnictwa. 

$. 8. 


Przewodniczący winien na żądanie jednego albo obydwóch delegatów 
zwołać posiedzenie Wydziału spółki, a w razie sprzeciwiania się przewo- 
dniczącego, zwoła posiedzenie e. k. Starosta powiatu Sanockiego. 

$. 9. 


Prowadzenie budowy porucza Wydział spółki wodnej powałanemu 
przez siebie kierownikowi technicznemu oraz technicznym organom pomo- 
eniczyia, których wynagrodzenie unormowane przez tenże Wydział, ma 
być pokryte wyłącznie z fanduszów spółki. 


$. 10. 


W razie gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany 
w projekcie służącym za podstawę regulacji, lub też strony interesowane 
tej zmiany zażądały, winien kierownik budowy za pośrednietwem Wydziału 
spółki przedstawić odpowiedni wniosek Wydziałowi krajowemu, który udzieli 
takowy Namiestnictwu dla wspólnej uarady, w razie potrzeby dla zbadania 
sprawy na miejscu, a następnie ostatecznego zatwierdzenia. 


g. 11. 


Wykonanie budowli ma się odbywać z teguły w zarządzie własaym 
a przedewszystikiem za wynagrodzeniem od wymiaru. Częściowe roboty 
może oddać Wydział spółki na wniosek kierownika budowy w przedsię- 
biorstwo w drodze akordów na podstawie cen jednostkowyca. W razie, 
gdyby potrzebne ceny jednostkowe nie były podane w kosztorysie, winny 
być takowe przedstawione przez Wydział spółki do zatwierdzenia Wydzia- 
łowi krajowemu w porozumieniu z Namiestnictwem. 


8. 12. 


Dla uwidocznienia postępu budowy ma być prowadzony dziennik bu- 
dowy, na podstawie którego kierownik budowy z końcem każdego miesiąca 
za pośrednietwem Wydziału spółki przedkłada Wydziałowi krajowemu 
sumaryczne sprawozdanie o każdo-miesięcznym postępie budowy, które 
następnie ma być udzielonem Namiestnietwu. 
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$. 13. 


Do kontroli wykonujących się robót regulacyjnych, tak pod względem 
jakości jak i kosztów, przeznacza Wydział krajowy i Naraiesinictwo wła- 
snych techników, którzy każdego czasu mają prawo przekonywać się na 
miejscu o postępie, jakości i cenach robót, a nadto mogą brać udział 
w obradach spółki z głosem doradczym. 


s": 


Z końcem każdorocznego okresu budowy, winien Wydział spółki prosić 
o kolaudacyę wykonanych robót, którą bezzwłocznie zarządza Wydział 
krajowy wspólnie z Namiestnictwem za pośrednictwem własnych organów 
technicznych. Koszta kolaudacyi zarówno jak i kontroli robót przez techni- 
ków rządowych i krajowych, pokrywa fundusz budowy. Protokół kolauda- 
cyjny przedkłada się Wydziałowi krajowemu, który udziela takowy za po- 
średnictwem Namiestnictwa do wiadomości Ministerstwa rolnictwa. 


8. 15. 


Po upływie każdoczesnego okresu budowy Wydziału spółki winien 
przedłożyć Wydziałowi krajowemu doroczne sprawozdanie z czynności bu- 
dowlanej z podaniem rezultatów i innych ważniejszych spostrzeżeń eo do 
budowy. 

Sprawozdanie to przedstawi Wydział krajowy za pośrednictwem Na- 
miestnictwa Ministerstwu rolnictwa, a po załatwieniu tegoż przez Minister- 
stwo, wyda potrzebne zarządzenia. : 


$. 16. 


Rachunki udokumentowane z wydatków ma spółka wodna przedkładać 
Wydziałowi krajowemu z końcem każdego roku razem z preliminarzem i 
programem robót na rok przyszły. Rachunki te po przejrzeniu w Wydziale 
krajowym, przesłane będą Namiestnictwu celem podania ich do wiadomości 


Ministerstwa rolnictwa. 
g. 17. 


Po ukończeniu budowy wyda Namiestnictwo w porozumieniu z Wy- 
działem krajowym stosowne zarządzenia dla zabezpieczenia utrzymania 
wykonanych budowli po myśli $. 5. w związku z §. 3. ustawy z dnia 1. 
Lipca 1886, Dz. u. i rozp. kr. Nr. 68. 


Z e. k. Namiestnictwa. 
Lwów, dnia 3. Maja 1888. 


